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INSTALLER, c'est: 


CHAPITRE III 

INSTALLER LE CHANTIER 
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I- Objectifs 

Installer un chantier, permetde : 

- assurer aux personnes de bonnes conditions d hygiene et de travail; 
acceuillir sur le chantier les differentes fournisseurs ; 

reserver differentes zones pour stocker les materiaux, du materiel, et pour preparer 
certains ouvrages (ferraillage, coffrage, ...etc) 

II- Taches a realiser 
II faut: 


1 - definir le type de chantier pour implanter les locaux et I’equipement a mettre 
en place ; 

Ondistingue trois types de chantier: 

- Chantier type « a » : duree de moins de 15 jours ; 

- Chantier type « b » : duree de 15 jours a 4 mois; 

- Chantier type « c » : duree de plus de 4mois ; 


Installations nScessaires selon le type de chantier 


Type installation 

Type « a » 

Type « b » 

Type « c » 

Abri 


X 

X 

Abri dos et vestiaire 


X 

X 

Repas et refercoire 

X 

X 

X 

Eau 

X 

X 

X 

Insallations sanitaires 


X 

X 

Latrines 


X 

X 

Trousses de secours 


X 

X 

Bureau 


X 

X 

Aires de stockage 

X 

X 

X 

Zones de travail 

X 

X 

X 


2- tracer le reseau electrique, le reseau d’alimentation en eau. le reseau 
d evacuation des eaux usees, les acces et le reseau telephonique ; 

3- installer la cl&ture du chantier; 

4- placer les engins de levage, les surfaces de production du beton et des blocs 
BTS ; 

5- definir un plan particular de securite et de production de la sante qui doit 
comprendre: 

■ les mesures a prendre en matiere de secours et d’evacuation ; 

■ les mesures a prendre pour assurer I’hygiene ; 

■ la securite pendant les travaux : modes operatoires, materiel, risques 
previsibles, les preventions prevues. 
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CHAPITRE IV 

SUIVI ECONOMIQUE ET TECHNIQUE 
DU CHANTIER 


SUIVRE LEXECUTION c’est: 
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I- Objectif du suivi du chantier 

1. II faut pointer lavancement des travaux au fur et a mesure et mettre a jour le 
planning d’execution puis prevoir les approvisionnements des materiaux et 
materiels. 

2. Ensuite comparer les realisations aux prvisions, tant pour: 

La main d’ceuvre ; 

Les materiaux ; 

Le materiel ; 

Oue pour les recettes et les depenses afin de degager un resultat 
positif 

II- Documents necessaires 

Les douments necessaires & Taction du responsable de TopGration et du chantier sont: 

toutes les adresses utiles : foumisseurs de materiaux, fournisseurs de 
materiels ; coordonnees des tacherons. des services techniques ; 

Les rapports joumaliers ; 

Le carnet de bon de reception pour les commandes ; 

Les baremes du personnel, du materiel, des fournitures ; 

Les declarations d’accident; 

Une petite bibliotheque technique ; 

...etc. 


III- Suivi des heures consommees 

Pour chaque phase : 

- analyser le budget d'heures allouees ; 

- determiner et verifier par comparaison avec le previsionnel le nombre 
d ouvriers necessaire ; 

- lancer Tequipe en etablissant chaque jour des fiches techniques de travavil 
journalier (si possible les etablir avec les ouvriers); 

analyser chaque jour le resultats : pourcentage d’avancement et comparaison 
avec le previsionnel: 

reagir en fonction des resultatas. 

IV- Suivi des materiaux 

II s’effectue comme suit: 

- commander les materiaux en fonction des besions ; 

- contrSler les entries « chantier » ; 
controler les quantites consommees ; 

- etudier les depenses ; 

- etablir les factures ; 

comparer les depenses par rapport a Tetat d avancement du chantier. 



